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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 162 

30 Απριλίου 2015 

Το παρόν επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

Αριθμ. 87842/1521 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, 
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2015-2016» με το σύ¬ 
στημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008, προϋπολογισμού 
500.000,00 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-05-2015, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στη 
Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Διοικη¬ 
τήριο στο Μεσολόγγι, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν δι¬ 
εξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα 
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με 
πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστο¬ 
ποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του «ΠΡΟ¬ 
ΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. (2014ΕΠ50100000)» 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,. 
εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα της 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

α. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 


τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

β. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

1.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2' του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 
10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

1.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.130,08 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον ΕΝΝΕΑ (9) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: ΕΞΙ (6) 
μήνες. 
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Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙ¬ 
ΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
της Δ/νσης Τεχνικών'Εργων, Διοικητήριο στο Μεσολόγ¬ 
γι, (Πληροφορίες: Στούκα Δήμητρα τηλ.: 2631361622 και 
Γεωργία Σχοινά, τηλ: 2631361649) τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ,λπ.) χορηγούνται στους εν¬ 
διαφερομένους μέχρι και την Πέμπτη 14-05-2015 (και αν 
αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη) πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και εφ’ 
όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβο¬ 
λή σχετικής αίτησης στην Δ/νση Τεχνικών'Εργων Π.Ε 
Αιτωλ/νίας, Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200. 

Ι.Π. Μεσολογγίου, 24 Απριλίου 2015 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Αριθμ. οικ: 1972 

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτί¬ 
ας διενεργεί Διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας για τα 
σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, συνολικού προϋ¬ 
πολογισμού 4.719.760,94 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης (ΟΡν 60130000 
Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών). 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
ννίΛΛΛφίΌΠΉΐΙίθυε.αιον.ρι·). του συστήματος, έως της 2 Ιου¬ 
νίου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομι¬ 
κούς φορείς ηλεκτρονικά, της διαδικτυακής πύλης 
\Λ/\Λ/\Λ/.ρΐΌΠΉΐΙτθυ3.9ον.ς|ΐ', Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο¬ 
νικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελ¬ 
ληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α'/29-5-2013), 
άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β72677/21 -10-2013) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ» και στο Π.Δ. 60/2007 «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύ¬ 
θερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυν¬ 
ση της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας νννννν.ρεΙθ.ρον.ρΓ., 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο 
Εθνικό Τυπογραφείο. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πι¬ 
στοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 


έχουν εγγράφει στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - 
Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπιίΙΙτθυε.οον.ρΓ). 

Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσό 
ίσο με το 2% επί του προϋπολογισμού εκτός ΦΠΑ (άρ¬ 
θρο 157 Ν. 4281/2014). 

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες - 
διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (δια¬ 
κήρυξη κ.λπ.) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό 
τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε.ρον.ρΓ) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορούν να 
επικαλεστούν σε οποιαδήποτε περίπτωση προφορικές 
απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας 
διενέργειας του διαγωνισμού της Υπηρεσίας Πρώτης 
Υποδοχής. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και 
σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη Διεύ¬ 
θυνση: Τιΐΐρ:// νννννν.ρεΐθ.ρον.ςιΐ' 

Λιβαδειά, 27 Απριλίου 2015 

Η Αντιπεριφερειάρχης 
ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Αριθμ. 22215 

Ο Δήμος Λαμιέων διακηρύττει ότι την 26η του μηνός 
Μάΐου, του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
(λήξη παράδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών'Εργων - Δόμησης - Δικτύων και Ενέργει¬ 
ας του Δήμου Λαμίας, οδός Κραββαρίτου 3, τηλ. 22310 - 
20424, στη Λαμία, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία 
με το σύστημα: προσφοράς με επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/2008, Ν. 3263/2004, Ν. 3212/ 
2003, Ν. 2940/2001, 2372/1996, Ν. 2338/1995, Ν. 2229/1994, 
τις διατάξεις του Π.Δ. 334/2000, Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 210/ 
1997, κ.α., όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για 
την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 76.696,86 € 
(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
7/3-03-2015 από την Δ/νσης Τεχνικών'Εργων - Δόμησης - 
Δικτύων και Ενέργειας του Δήμου Λαμιέων, ανέρχεται 
στο ποσό των 76.696,86 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 95.000,00 ευρώ (με αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα γρα¬ 
φεία της Δ/νσης Τεχνικών'Εργων - Δόμησης - Δικτύων 
και Ενέργειας του Δήμου Λαμίας, Κραββαρίτου 3 Λαμίας 
(τηλ. 22310 20424, ΡΑΧ 22310 22465) κατά τις εργάσιμες 
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ήμερες και ώρες, μέχρι και την 21/05/2015, με την κα¬ 
ταβολή στο Ταμείο του Δήμου (Ερυθρού Σταυρού και 
Φλέμινγκ) ποσού δέκα (10) ευρώ. 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Εγκύκλιος 13/2014, Δ17α/06/90/ 
ΦΝ433.Υ/20-08-2014). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199 παρ. 2γ περ. ββ του 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και του άρθρου 24 του ΚΔΕ 
στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές επι¬ 
στολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α., ήτοι 


στο ποσό των 1.545,00 € και απευθύνεται προς τον Δήμο 
Λαμίας και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η 
ισχύς της θα είναι τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) 
ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται 
από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς 
και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν πε¬ 
νήντα (150) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πιστώσεις ΣΑΤΑ/ 
ΠΕ, με κωδικό έργου Κ.Α 30.7324.0001 και με υπάρχουσα 
πίστωση 90.000,00€ για το έτος 2015. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από τη γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων - Δόμησης - Δικτύων και Ενέργειας του Δήμου 
Λαμίας, Κραββαρίτου 3 Λαμία (τηλ 22310 20424, ΡΑΧ 
22310 22465) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λαμία, 27 Απριλίου 2015 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Αριθμ. 22217 

Ο Δήμος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσια διαγωνισμό 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/ 
2008, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνι¬ 
κό τύπο, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών 
κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗ¬ 
ΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΦΡΑΤΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)», προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με 
το Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 24.379,95 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ απολογιστικά και απρόβλε¬ 
πτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΕΣΥ κ.λπ.), 
από τα γραφεία της Δ/νσης ΤεχνικώνΈργων-Δόμησης- 
Δικτύων και Ενέργειας του Δήμου Λαμίας, Κραββαρίτου 
3 Λαμίας (τηλ. 22310 20424, ΕΑΧ 22310 22465) κατά τις 
εργάσιμες ήμερες και ώρες, μέχρι και την 28/05/2015, 
με την καταβολή στο Ταμείο του Δήμου (Φλέμιγκ και 
Ερυθρού Σταυρού) ποσού δέκα (10) ευρώ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β, για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2 Ιουνίου του 2015, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προ¬ 
σφορών), στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων- 
Δόμησης-Δικτύων και Ενέργειας του Δήμου Λαμίας, 
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οδός Κραββαρίτου 3, τηλ. 22310 - 20424, στη Λαμία, με 
το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 
5 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων». 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Εγκύκλιος 13/2014, Δ17α/06/90/ 
ΦΝ433.γ/20-08-2014). 

- Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ, σύμφωνα με την αριθ. Δ17α/04/50/Φ.Ν. 430/2-10-01 
απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ Β' 1314/11-10-2001). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύν¬ 
δεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199 παρ. 2γ περ. ββ του 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και του άρθρου 24 του ΚΔΕ 


στον βαθμό που δεν αντίκειται σε αυτό, εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% 
επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α., 
ήτοι στο ποσό των 488,00 ευρώ και απευθύνεται προς 
τον Δήμο Λαμίας και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον διακοσί- 
ων δέκα (210) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται 
από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς 
και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πιστώσεις ΣΑΤΑ 
2015, με κωδικό έργου Κ.Α 30.7333.0008 και με υπάρ- 
χουσα πίστωση 30.000,00 € για το έτος 2015. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από τη γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων - Δόμησης - Δικτύων και Ενέργειας του Δήμου 
Λαμίας, Κραββαρίτου 3 Λαμία (τηλ 22310 20424, ΡΑΧ 
22310 22465) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λαμία, 27 Απριλίου 2015 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
Αριθμ. 17762 

Ο Δήμος Χαλκιδέων διακηρύττει ότι την Τρίτη 09/06/2015 
και ώρα 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί στον Δήμο Χαλκιδέων 
(Ληλαντίων και Μεγασθένους) Διεθνής Ηλεκτρονικός 
ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, προμήθειας υλικών 
για τα έργα με αυτεπιστασία με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή για τις ανάγκες του Δήμου, έτους 
2015, προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ. 

Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 
η Τρίτη 02/06//2015 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τρίτη 09/06/2015 
και ώρα 11:00 π.μ. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για μια η περισσότερες 
ομάδες. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 
1% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης 
δαπάνης, της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες 
μετέχει στο διαγωνισμό. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 
Γ ραφείο Προμηθειών του Δήμου (Γ ραφείο Προμηθειών 
τηλ. 22213-55178-9) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λπ.) βρίσκεται αναρτη- 
μένη στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση νννννν.άίπιοε-χαΙ^ίάθοη.ρΓ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
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Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης νννννν.ρΓοπηίΙίίθυε.ςον.ςΓ. 

Χαλκίδα, 27 Απριλίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

Αριθμ. 13324 

Ο Δήμος Αιγιαλείας διακηρύσσει ότι προκηρύσσει 
Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της εργασίας: «Μεταφορά συμπυκνωμένων απορριμμά¬ 
των Δήμου Αιγιαλείας και απόρριψη τους σε ΧΥΤΑ». 

Ο προϋπολογισμός της εργασίας είναι 858.000,00 € 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και επιβαρύνεται με 
Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 197.340,00 € με απαιτούμενη πίστωση 
προς έγκριση 1.055.340,00 €. Η δαπάνη θα αντιμετω¬ 
πιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αιγιαλείας. 

Η δαπάνη σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
(προ ΦΠΑ 23%) είναι 858.000,00 € με αριθμό αναφοράς 
ονοματολογίας είναι ΟΡν 90512000-9. 

Το κόστος της εργασίας είναι ανοιγμένο σε τόνο ανά 
χιλιόμετρο μεταφοράς (Ιοη - 1<ηη) Καί περιλαμβάνει την 
εργασία όπως αυτή αναφέρεται και περιγράφεται στο 
αναλυτικό τιμολόγιο της υπ’ αρ. 77/2014 μελέτης, στο 
άρθρο 1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και στο 
Α.2.8 της Διακήρυξης. 

Η παρούσα εργολαβία αφορά την μεταφορά και 
απόρριψη συμπυκνωμένων απορριμμάτων του Δήμου 
Αιγιαλείας (Δημοτικών Ενοτήτων Αιγίου, Συμπολιτείας 
και Ερινεού). Τα απορρίμματα αυτά θα τοποθετούνται 
εντός φορτηγών με κιβωτάμαξα καλυμμένων κατάλ¬ 
ληλα κατά την μεταφορά τους ή εντός κλειστών και 
στεγανών απορριμματοκιβωτίων (οοπίαίποΓε) ή ανοικτών 
απορριμματοκιβωτίων καλυμμένων κατάλληλα κατά την 
μεταφορά τους που θα μεταφέρονται προς απόρριψη 
σε νόμιμο ΧΥΤΑ με φορτηγά οχήματα αναλόγου ικανό¬ 
τητας σε μέση απόσταση 220 χιλιόμετρα περίπου από 
τον χώρο φόρτωσης στην έδρα του Δήμου Αιγιαλείας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Δια- 
δικτυακή πύλη νννννν.ρΐΌΠΉΐΜθυε.ςιον.ςιι· του Ε.Σ.Η.Α.Η.Σ. 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 
25/05/2015 και ώρα 10 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ¬ 
σφορών: 05/06/2015 και ώρα 23.59 μ.μ. Στο διαγωνισμό 
για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής. 

β) Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις προμηθευτών, που υπο¬ 
βάλλουν κοινή προσφορά. 

γ) Κοινοπραξίες οι οποίες μπορούν να υποβάλουν 
προσφορά χωρίς να απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη 
νομική μορφή. Σε περίπτωση επιλογής για ανάθεση της 
Σύμβασης σε κοινοπραξία, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί 
να περιληφθεί συγκεκριμένη νομική μορφή στο μέτρο 
που αυτό είναι αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της 
Σύμβασης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο Α.2.4 
της διακήρυξης. 


Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογρα¬ 
φή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψη¬ 
φιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπηίΙίίθυε. 
ρον.ρι·) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. 

1. Μαζί με την προσφορά κατατίθεται Εγγυητική Επι¬ 
στολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό ποσοστού 2% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας των προσφε- 
ρόμενων υπηρεσιών μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
23%, ήτοι ποσού ύψους: 

Δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (17.160 €) και 
η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται στο άρθρο Α.2.7 της 
διακήρυξης και στο παράρτημα Α. 

Η ανωτέρω εργασία θα καλύψει χρονικό διάστημα 
250 ημερών περίπου (δώδεκα μηνών περίπου ) από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος στον 
οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει 
προ της υπογραφής της σύμβασης εγγυητική καλής 
εκτέλεσης υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ. 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης της περι¬ 
γραφής της εργασίας, δίνονται στην Διεύθυνση Κα¬ 
θαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 26910 
25555 και 26910 23914 εσωτ. 128, αρμόδια υπάλληλος 
Αλεξοπούλου Φωτεινή. Επίσης το σύνολο των τευ¬ 
χών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο 
νννννν.αίςίαίθίαρον.ςΓ, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση 
και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης 
στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και 
στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Η αποστολή της δημοσίευσης στην Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα γίνει στις 23/04/2015. 

Αίγιο, 23 Απριλίου 2015 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Ο Δήμος Αλμωπίας διακηρύττει ότι την 26 του μηνός 
Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
(λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Αλ¬ 
μωπίας, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύ¬ 
στημα:: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, 
πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς 
της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με 
τους Ν. 4281/2014, Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014, Ν. 4072/2012 
Ν. 3669/2008, Ν. 3263/2004, Ν. 3212/2003, Ν. 2940/2001, 
Ν. 2372/1996, Ν. 2338/1995, Ν. 2229/1994, τις διατάξεις 
του Π.Δ. 334/2000, Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 210/1997, κ.α. όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή 
του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΊ¬ 
ΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 
(ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ, ΞΙΦΙΑΝΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 949068 και πρό¬ 
κειται για το υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ (ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ, ΞΙΦΙΑΝΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩ- 
ΠΙΑΣ». 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 
264.285,25 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα) 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
77/7-10-2014 από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αλμωπίας, ανέρχεται στο ποσό των 264.285,25 
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 325.070,86 ευρώ 
(με Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Αλμωπίας, Πλ. Αγγελή Γάτσου 1, μέχρι τις 
21-5-2015. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

1. α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., 
εφόσον ανήκουν στις τάξεις: 

• Α2 τάξης και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύν¬ 
δεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 
γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 


4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ... τάξης, 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κον¬ 
δύλια του Φ.Π.Α. δηλαδή 5.286,00 ευρώ και η σχετική 
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλ¬ 
μωπίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριακοσίων 
(300) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες 
εβδομήντα (270) ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ2015ΣΕ28280052). 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανά- 
δοχο. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Αλμωπίας, αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος, Παπαδοπούλου Σαπφώ (τηλ.: 23843-50254 Φαξ: 
23840-21226 ) και το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αλμωπίας (τηλ.: 23843-50251-254-256-257 Φαξ: 
23840-21226), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αριδαία, 24 Απριλίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Ο Δήμος Αλμωπίας διακηρύττει ότι την 26 του μη¬ 
νάς Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρ¬ 
χείο Αλμωπίας, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία 
με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγ¬ 
χο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 4281/2014, 
Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014, Ν. 4072/2012 Ν. 3669/2008, 
Ν. 3263/2004, Ν. 3212/2003, Ν. 2940/2001, Ν. 2372/1996, 
Ν. 2338/1995, Ν. 2229/1994, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/2000, 
ΠΔ. 609/1985, Π.Δ. 210/1997, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ, ΜΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ». 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 948810 και πρό¬ 
κειται για το υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ, 
ΜΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό349.192,74€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατοόμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
75/7-10-2014 από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αλμωπίας, ανέρχεται στο ποσό των 349.192,74 
ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 429.507,07 ευρώ 
(με Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Αλμωπίας, Πλ. Αγγελή Γάτσου 1, μέχρι τις 
21-5-2015. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

1. α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στις τάξεις: 

• 1ης τάξης και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύν¬ 
δεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 


ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑΣ Α2 τάξης, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινο¬ 
πραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κον¬ 
δύλια του Φ.Π.Α. δηλαδή 6.984,00 ευρώ και η σχετική 
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλ¬ 
μωπίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριακοσίων 
(300) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες 
εβδομήντα (270) ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 2015ΣΕ28280059). 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανά- 
δοχο. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Αλμωπίας, αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος, Παπαδοπούλου Σαπφώ (τηλ.: 23843-50254 Φαξ: 
23840-21226) και το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αλμωπίας (τηλ.: 23843-50251-254-256-257 Φαξ: 
23840-21226), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αριδαία, 24 Απριλίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ 

-*- 

Ο) 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

Ο Δήμος Αλμωπίας διακηρύττει ότι την 26 του μηνός 
Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 
παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Αλμωπίας, 
θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω 
σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της 
υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με 
τους Ν. 4281/2014, Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014, Ν. 4072/2012 
Ν. 3669/2008, Ν. 3263/2004, Ν. 3212/2003, Ν. 2940/2001, 
Ν. 2372/1996, Ν. 2338/1995, Ν. 2229/1994, τις διατάξεις του 
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Π.Δ. 334/2000, Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 210/1997, κ.α. όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του 
έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 948996 και πρό¬ 
κειται για το υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, 
ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 
350.130,42 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
73/7-10-2014 από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αλμωπίας, ανέρχεται στο ποσό των 350.130,42 
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 430.660,42 ευρώ 
(με Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Αλμωπίας, Πλ. Αγγελή Γάτσου 1, μέχρι τις 
21-5-2015. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

1. α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., 
εφόσον ανήκουν στις τάξεις: 

• 1ης τάξης και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύν¬ 
δεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 


με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑΣ Α2 τάξης, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινο¬ 
πραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κον¬ 
δύλια του Φ.Π.Α. δηλαδή 7.003,00 ευρώ και η σχετική 
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Αλ¬ 
μωπίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριακοσίων 
(300) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες 
εβδομήντα (270) ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ2015ΣΕ28280003). 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανά- 
δοχο. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Αλμωπίας, αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος, Παπαδοπούλου Σαπφώ (τηλ.: 23843-50254 Φαξ: 
23840-21226) και το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αλμωπίας (τηλ.: 23843-50251-254-256-257 Φαξ: 
23840-21226), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αριδαία, 24 Απριλίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΟΣ 
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